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H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA 
TRIENIO 2019 - 2021. 

"2019, año del caudillo del Sur, Emiliano Zapato 



SANTIAGO TAPEXTLA. OAXACA 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 


EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TAPEXTLA. MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE; DISTRITO DE JAMILTEPEC, DEL ESTADO DE OAXACA. SIENDO LAS 10:00 HRS DEL 
DIA 04 DE ABRIL DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE. REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA; EL C. URIEL ALEJANDRO SANTOS PACHECO .REPRESENTANTE LEGAL 
!^J^.. EMPRESA YOGACI CONSTRUCCIONES SA DE C.V E INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA. LOS C.C PROFR. ANDRES 
VERONICA SILVA. CARMEN SALINAS HERNANDEZ, MAXIMO PRUDENTE AVILA, FLAVIO HERNANDEZ JACINTO LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - 
RECEPCIÓN DE LA OBRA "REVESTIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMINOS COSECHEROS". 


UBICACIÓN : 

ESTADO 020 

REGIÓN. 2 

MICROREGIÓN: 

DISTRITO; 21 

MUNICIPIO 485 

LOCALIDAD; 001 

DATOS GENERALES: 

FUENTE DE FINANCIAMENTO: 
RUBRO: 

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: 
OFICIO DE NOTIFICACIÓN; 


OAXACA 


COSTA 


JAMILTEPEC 


SANTIAGO TAPEXTLA 


SANTIAGO TAPEXTLA 


FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 


RAMO 33 


OFIC-FISMDF-MST -485-0P-001 -2019 



OFIC-FISMDF-MST -485-OP-OOl -2019 


SUBCLASIFICACION CAMINO SACACOSECHAS 


DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SE REALIZARAN LAS PARTIDAS DE TERRACERIAS Y REVESTIMIENTO DE 30 KILÓMETROS DE CAMINO RURALES 


SUBPROGRAMA: 


URBANIZACION 


LA OBRA SE EJECUTO CONFORME A LAS FECHAS E INICIOS Y TERMINOS PROGRAMADAS 


F ^ 


MODALIDAD DE EJECUCIÓN 

CONTRATO 



FECHA PROGRAMADA DE INICIO 

19/03/2019 

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO 

02/04/2019 

FECHA DE INICIO REAL: 

19/03/2019 

FECHA DE CONCLUSIÓN 

02/04/2019 

METAS ALCANZADAS 

30.00 KM 

BENEFICIARIOS 

1.422 HABITANTES 



ESTRUCTURA FINANCIERA 

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS 

IMPORTE AUTORIZADO 

IMPORTE EJERCIDO 

SALDO 

RAMO 33 FONDO III 

$371.200.00 

$371.200.00 

$0.00 

RAMO 33 FONDO IV 




RAMO 28 




APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) 



i 

BENEFICIARIOS 




OTROS 



s 

TOTAL 

$371.200.00 

$371.200.00 

$0.00 
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YOGACI 


H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TAPEXTLA 
TRIENIO 2019 - 2021. 

”2019, año del caudillo de! Sur, Emiliano Zapato 



SANTIAGO TAPEXTLA. OAXACA. 


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA 


UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA 
TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LASESreCFCACÍOFES DEL PRCWECTO E AVERSIÓN 
EJERCIDA. Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN. CONSERVAC^^NImÍenTO PROYECTO E INVERSIÓN 

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS DOCE HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO 
FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA. LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON 


NOMBRE: 


RESPONSABLE DE SU EJECUCION 

YOGACI CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. 

C. URIEL ALEJANDRO SANTOS PACHECO 


CARG0: f REPRESENTANTE LEGAL 


* 

ií'Apl 


L YC0011107KP8 


DOMICILIO: VENECIA 110. SAN FELIPE DEL AGUA. 60020. OAXACA DE JUAREZ. OAXACA. MEXICO 


Residenoa 
Municipal f 

Santiago 

Dn 

Otío. Jan 


OMINO PRUDENTE AVILA 

REGIDOR DE HACIENDA 

REGIDURIA 

&£ hacienda 

A*- -Saotlsgc 

T^pertte. 

Wte. Janrftepec, 0m 



FIRMA 


RECIBE LA OBRA 


C. CARMEN 



HERNANDEZ 


SINDICO MUNICIPAL f 

\ ' 




C JOSE LUIS NARVAEZ GONZALEZ 
TESORERO MUNICIPAL 


C. FLAVIO HERNANDEZ JACINTO 

REGIDOR DE OBRAS PUBLICAS 



REGIDURIA 
Dt OBRAS 
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